Procurement Plan for the 2019/2020 - 2020/2021 Period 


SCHEDULE OF PROCUREMENT PLANS IN RESPECT OF ADVERTISED COMPETITIVE BIDS FOR THE 2019/2020 FINANCIAL YEAR FOR GOODS, SERVICES AND INFRASTRUCTURE PROJECTS IN EXCESS OF R 200 000 (INCLUDING ALL APPLICABLE TAXES) 

Directorate 

Project Name / Tender Description 

Contract 

Owner 

Contract 

Manager 

Contract 
Administrator 
(if applicable) 

Funding 

source 

Ward 

Town 

Est. Expenditure 
2019/2020 

Est. Expenditure 
2020/2021 

Est. Expenditure 
2021/2022 

Total Estimated 
Project Cost 

Planned 

Start Date 
of new 
contract 

Contract 
period 
in months 
(New 
contract) 

Planned 
Completion 
Date of new 
contract 

Expected 
submission 
date of 

Specifications 
(Only on Mondays) 

Expected 

BSC 

Expected Date 
Advertised 

Expected Tender 
Closing 

Date 

Validity 
Period 
in days 

Expected 

BEC 

Expected 

BAC 

Expiry of validty 
period 

Expected 

Final 

Award 

Date 

SECTION A: PROJECTS ON OPERATING BUDGET FOR 2019/2020 AND FIRST HALF OF 

2020/2021 























Operations 

Rapid Pothole Repair my Means of Alternative Technology 

J Barnard 

A Meyer 

N/A 

Operational 

All 

Grabouw 

650 000 



650 000 

23 September 2019 

2 

29 November 2019 

24 June 2019 

01 July 2019 

05 July 2019 

26 July 2019 

90 

12 August 2019 

16 August 2019 

14 November 2019 

09 September 2019 

Technical Services 

Provision of Services: Taking of Water and Sewerage Samples, Analising 
and Monitoring in Botrivier, Caledon, Tesselaarsdal, Genadendal, Grabouw, 
Greyton, Riviersonderend and Villiersdorp from 01 July 2020 to 30 June 
2023 

D Damons 

H Marthinus 

L.Braaf 

Own 

All 

Grabouw, 
Villiersdorp, 
Caledon, 
Tesselaarsdal, 
Botrivier, 
Greyton, 
Genadendal and 
RSE 

731 792 

775 699 

822 241 

2 329 732 

01 July 2020 

36 

30 June 2023 

04 February 2020 

17 February 2020 

01 March 2020 

05 April 2020 

120 

10 June 2020 

14 June 2020 

05 August 2020 

24 June 2020 

Electrical 

Tender for Labour Cost, Standby and Maintenance in Theewaterskloof 
Municipal Area for a Three (3) Year Period 

FH du Toit 

M Redelinghuys 

N/A 

Own 

All 

All 

1 000 000 

1 000 000 

1 000 000 

3 000 000 

01 July 2020 

36 

30 June 2023 

03 February 2020 

10 February 2020 

14 February 2020 

28 February 2020 

90 

23 March 2020 

27 March 2020 

28 May 2020 

27 April 2020 

Electrical 

Medium Voltage Switchgear Maintenance, on the Job Training and 
Assessment, Writting of Maintenance Manuals and Task List for the 
Theewaterskloof Municipal Electrical Area of Supply for a Three (3) Year 
Period 

FH du Toit 

M Redelinghuys 

N/A 

Own 

All 

Caledon, RSE, 
Greyton, 
Villiersdorp 

1 000 000 

1 000 000 

1 000 000 

3 000 000 

01 July 2020 

36 

30 June 2023 

03 February 2020 

10 February 2020 

14 February 2020 

28 February 2020 

90 

23 March 2020 

27 March 2020 

28 May 2020 

27 April 2020 

Electrical 

Supply and Delivery of Electrical Material to Caledon and Villiersdorp Stores 
for a Period of Three (3) Years 

FH du Toit 

M Redelinghuys 

N/A 

Own 

All 

Caledon & 
Villiersdorp 

1 000 000 

1 000 000 

1 000 000 

3 000 000 

01 July 2020 

36 

30 June 2023 

03 February 2020 

10 February 2020 

14 February 2020 

28 February 2020 

90 

23 March 2020 

27 March 2020 

28 May 2020 

27 April 2020 

Development 

Review of LED Strategy for TWK 

J Pienaar 

EL Lotriet 

N/A 

Own 

All 

All 

242 500 



242 500 

01 August 2019 

8 

30 June 2019 

03 June 2019 

03 June 2019 

14 June 2019 

05 July 2019 

90 

14 July 2019 

21 July 2019 

30 days 

30 July 2019 

Development 

The Appointment of a Service Provider to Supply and Deliver Material for 
Emergency Housing Structures to Various Areas in Theewaterskloof 
Municipal Area on an Adhoc Basis for the Period From July 2019 to June 
2020 

J Pienaar 

B Petersen 

N/A 

Human 

Settlements 

Development 

Grant 

All 

All 

300 000 



300 000 

19 August 2019 

12 

30 June 2020 

20 May 2019 

27 May 2019 

31 May 2018 

21 June 2019 

90 

01 July 2019 

05 July 2019 

21 September 2019 

02 August 2019 

Organizational 

Development 

Concluding of maintenance agreements for 25 photocopy machines for the 
period 01/07/2020 to 30/06/2023 

Z.Nel-Gagiano 

MFaul 

N/A 

Own Funds 

N/A 

Head Office, 
Town Offices & 
Libraries 


206 496.88 

226 210.75 

432 707.63 

01 July 2020 

36 

30 June 2023 

24 February 2020 

02 March 2020 

13 March 2020 

03 April 2020 

90 

27 April 2020 

08 May 2020 

03 July 2020 

08 May 2020 

Organizational 

Development 

Supply and delivery of photocopy paper in various offices of 

Theewaterskloof Municipality for 12 months. 

Z.Nel-Gagiano 

MFaul 

N/A 

Own Funds 

N/A 

Head Office & 
Town Offices 


289 638.00 


289 638.00 

01 July 2020 

12 

30 June 2021 

24 February 2020 

02 March 2020 

13 March 2020 

03 April 2020 

90 

27 April 2020 

08 May 2020 

03 July 2020 

08 May 2020 

Organisational 
Development: ICT 

The supply and delivery of ICT related items to Theewaterskloof 

Municipality. 

Z.Nel-Gagiano 

N.Hendricks 

N/A 

Own 

N/A 

All 

1 000 000.00 



1 000 000.00 

01 May 2020 

2 

30 Jun 2020 

20 January 2020 

27 January 2020 

07 February 2020 

28 February 2020 

90 

30 March 2020 

03 April 2020 

29 May 2020 

01 May 2020 

Organisational 
Development: ICT 

Accredited Advertising Agency Services for the Period from September 

2019 to 30 June 2021 

Z.Nel-Gagiano 

J Amansure 

N/A 

Own 

N/A 

All 

250 000.00 

250 000.00 

250 000.00 

750 000.00 

23 September 2019 

22 

29 November 2019 

24 June 2019 

01 July 2019 

05 July 2019 

26 July 2019 

90 

12 August 2019 

16 August 2019 

14 November 2019 

09 September 2019 

Finance 

Printing and Mailing of Accounts 

D Louw 

J van Niekerk 

C Theunissen 

Own 

All 

All 

1 284 389.00 

1 477 048.00 

1 698 604.00 

4 460 041.00 

OI-Jul-20 

36 

30 June 2023 

03 February 2020 

17 February 2020 

21 February 2020 

14 March 2020 

90 

30 March 2020 

03 April 2020 

30 Junie 2020 

25 April 2020 

Finance 

Banking Services 

D.Louw 

PC Fortuin 

N/A 

Own Funds 

N/A 

Caledon 

528 353 

560 053 

593 656 

1 682 062 

01 July 2020 

60 

30 July 2025 

07 October 2019 

21 October 2019 

01 November 2019 

10 January 2020 

120 

02 March 2020 

06 March 2020 

09 May 2020 

30 April 2020 

Finance 

Raising of Loans 

D.Louw 

PC Fortuin 

N/A 

Own Funds 

N/A 

Caledon 


2 827 725.41 

5 655450.83 

60 665 360.01 

01 July 2020 

240 

30 June 2040 

14 October 2019 

21 October 2019 

25 October 2019 

10 January 2019 

120 

17 February 2020 

21 February 2020 

09 May 2020 

30 April 2020 

SECTION B: PROJECTS ON THE CAPITAL BUDGET FOR 2019/2020 AND FIRST HALF OF 
2020/2021 























Operations 

Grabouw RA & DLTC Centre 

J Barnard 

FB Prollius 

L Coetser / F 
Laubscher 

COR 

14 

Grabouw 

110 000.00 

6100 000.00 


6 210 000 

01 May 2020 

24 

30 June 2021 

20 January 2020 

27 January 2020 

31 January 2020 

06 March 2020 

90 

23 March 2020 

27 March 2020 

17 April 2020 

23 April 2020 

Operations 

Construction of Grabouw Hop-On & Drop-Off Zone 

J Barnard 

FB Prollius 

F Laubscher 

Capital Grant - 
SANRAL 

10 

Grabouw 

140 000.00 



140 000 

01 May 2020 

24 

30 June 2021 

20 January 2020 

27 January 2020 

31 January 2020 

06 March 2020 

90 

23 March 2020 

27 March 2020 

17 April 2020 

23 April 2020 

Operations 

Supply and Delivery of Two (2) Walk Behind Drum Rollers to 
Risviersonderend and Villiersdorp 

J Barnard 

M De Jongh 

Jolene Blake 

COR 

1,5,6 

RSE / 

Villiersdorp 

380 000.00 



380 000 

01 September 2019 

7 

31 March 2020 

01 July 2019 

01 July 2019 

05 July 2019 

26 July 2019 

90 

26 August 2019 

30 August 2019 

01 October 2019 

30 August 2019 

Technical Services 

Greyton Genadendal Waste Drop Off. 

D Damons 

H Marthinus 

N/A 

MIG, Own 

2 

Greyton and 
Genadendal 

347 826.00 

3130 435.00 

3 000 000.00 

6 478 261 

30 September 2020 

21 

30 June 2022 

23 March 2020 

06 April 2020 

24 April 2020 

29 May 2020 

120 

24 August 2020 

28 August 2020 

29 September 2020 

22 September 2020 

Technical Services 

Greyton Waste Water Treatment Works 

D Damons 

H Marthinus 

N/A 

MIG 

Own 

2 

Greyton 

346 992.00 

5 604 562.00 

2 499 360.00 

8 450 914 

08 October 2020 

21 

30 June 2022 

30 March 2020 

13 April 2020 

30 April 2020 

05 June 2020 

120 

31 August 2020 

04 September 2020 

05 October 2020 

29 September 2020 

Technical Services 

Refurbishment and Upgrade of Villiersdorp WTW 

D Damons 

H Marthinus 

N/A 

MIG 

Own 

5 & 6 

Villiersdorp 

434 783.00 

2 265 911.00 

5125 393.00 

7 826 087 

19 August 2020 

22 

30 June 2022 

10 February 2020 

24 February 2020 

06 March 2020 

10 April 2020 

120 

13 July 2020 

17 July 2020 

03 August 2020 

10 August 2020 

Technical Services 

Caledon WWTW Upgrade 

D Damons 

H Marthinus 

N/A 

MIG 

Own 

4 

Caledon 

10 104 281.00 

13 364 384.00 

12 659123.00 

36127 788 

23 September 2020 

21 

30 June 2022 

16 March 2020 

30 March 2020 

10 April 2020 

15 May 2020 

120 

10 August 2020 

14 August 2020 

15 September 2020 

15 September 2020 

Technical Services 

Caledon Waste Transfer Facility 

D Damons 

H Marthinus 

N/A 

MIG 

Own 

4 

Caledon 


9 369 626.06 


9 369 626 

19 August 2020 

10 

30 June 2021 

09 March 2020 

23 March 2020 

03 April 2020 

08 May 2020 

120 

03 August 2020 

07 August 2020 

08 September 2020 

10 August 2020 

Technical Services 

RSE Waste Drop Off 

D Damons 

H Marthinus 

N/A 

MIG 

Own 

1 

RSE 

3 557 235.00 

4 666 770.00 

3 907 936.00 

12131 941 

19 August 2020 

22 

30 June 2022 

09 March 2020 

23 March 2020 

03 April 2020 

08 May 2020 

120 

03 August 2020 

07 August 2020 

08 September 2020 

10 August 2020 

Technical Services 

Grabouw: Rooidakke Stormwater Upgrade 

D Damons 

N Kayser 

N/A 

MIG 

Own 

13 

Grabouw 

2 608 696.00 



2 608 696 

16 September 2019 

6 

16 March 2021 

20 May 2019 

27 May 2019 

07 June 2019 

05 July 2019 

90 

12 August 2019 

16 August 2019 

03 October 2019 

13 September 2019 


































































Procurement Plan for the 2019/2020 - 2020/2021 Period 


SCHEDULE OF PROCUREMENT PLANS IN RESPECT OF ADVERTISED COMPETITIVE BIDS FOR THE 2019/2020 FINANCIAL YEAR FOR GOODS, SERVICES AND INFRASTRUCTURE PROJECTS IN EXCESS OF R 200 000 (INCLUDING ALL APPLICABLE TAXES) 
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Technical Services 

Bulk Outfall Sewer 

D Damons 

N Kayser 

N/A 

MIG 

Own 

3,4 

Caledon 

8 933 995.43 



8 933 995 

12 August 2019 

6 

28 February 2021 

01 April 2019 

20 April 2020 

10 May 2019 

07 June 2019 

90 

15 July 2019 

19 July 2019 

05 September 2019 

08 August 2019 

Technical Services 

Botrivier Low Cost Housing Bulk Sewer 

D Damons 

N Kayser 

N/A 

Own 

7 

Botrivier 

5 200 000.00 



5 200 000 

15 January 2020 

7 

30 April 2021 

29 July 2019 

05 August 2019 

16 August 2019 

13 September 2019 

90 

14 October 2019 

19 October 2019 

12 December 2019 

15 November 2019 

Technical Services 

Roads and SW Upgrade - Botrivier 

D. Damons 

L. Parnell 

N/A 

MIG 

COR 

7 

Botrivier 

1 304 348 



1 304 348 

14 January 2020 

2 

31 March 2020 

16 September 2019 

23 September 2019 

11 October 2019 

01 November 2019 

90 

18 November 2019 

22 November 2019 

30 January 2020 

14 January 2020 

Technical Services 

Upgrading of Streets - Grabouw 

D. Damons 

L. Parnell 

N/A 

COR 

11 

Grabouw 

1 066 000 



1 066 000 

15 February 2020 

2 

30 April 2020 

07 October 2019 

14 October 2019 

01 November 2019 

22 November 2019 

90 

21 January 2020 

25 January 2020 

20 February 2020 

15 February 2020 

Technical Services 

Upgrading of Streets - Riviersonderend 

D. Damons 

L. Parnell 

N/A 

COR 

1 

RSE 

2 021 567 



2 021 567 

14 January 2020 

2 

31 March 2020 

30 September 2019 

07 October 2019 

25 October 2019 

15 November 2019 

90 

09 December 2019 

13 December 2019 

13 February 2020 

14 January 2020 

Technical Services 

Upgrading of Sewer Network - Botrivier 

D. Damons 

L. Parnell 

N/A 

COR 

7 

Botrivier 

1 754 728 



1 754 728 

15 February 2020 

2 

30 April 2020 

21 October 2019 

28 October 2019 

08 November 2019 

29 November 2019 

90 

21 January 2020 

25 January 2020 

27 February 2020 

15 February 2020 

Technical Services 

Pipe Relacement - Grabouw 

D. Damons 

L. Parnell 

N/A 

COR 

11 

Grabouw 

800 000 



800 000 

17 April 2020 

1.5 

15 June 2020 

20 January 2020 

27 January 2020 

07 February 2020 

28 February 2020 

90 

30 March 2020 

03 April 2020 

29 May 2020 

01 May 2020 

Technical Services 

Pipe Relacement - Caledon 

D. Damons 

L. Parnell 

N/A 

COR 

3 

Caledon 

931 195 



931 195 

17 April 2020 

1.5 

15 June 2020 

20 January 2020 

27 January 2020 

07 February 2020 

28 February 2020 

90 

30 March 2020 

03 April 2020 

29 May 2020 

01 May 2020 

Electrical 

Supply, Deliver and Installation of Highmast Lights in TWK Area 

FH du Toit 

M Redelinghuys 

N/A 

MIG 

All 

TWK Area 

652 174.00 



652 174 

03 September 2019 

10 

30 June 2020 

03 June 2019 

10 June 2019 

15 June 2019 

05 July 2019 

90 

29 July 2019 

02 August 2019 

02 October 2019 

03 September 2019 

Electrical 

Replace Pole Mounted Transformer in Uitsig SS K1 

FH du Toit 

M Redelinghuys 

N/A 

Loans 

3 

Caledon 

577 000.00 



577 000 

03 September 2019 

10 

30 June 2020 

03 June 2019 

10 June 2019 

15 June 2019 

05 July 2019 

90 

29 July 2019 

02 August 2019 

02 October 2019 

03 September 2019 

Electrical 

Ringfeed Van Schalkwyk Street: Phase 2 

FH du Toit 

M Redelinghuys 

N/A 

Loans 

2 

Greyton 

3 250 000.00 



3 250 000 

03 September 2019 

10 

30 June 2020 

03 June 2019 

10 June 2019 

15 June 2019 

05 July 2019 

90 

29 July 2019 

02 August 2019 

02 October 2019 

03 September 2019 

Electrical 

Replace and Upgrade of MV and LV Network in Villiersdorp 

FH du Toit 

M Redelinghuys 

N/A 

Loans 

5 

Villiersdorp 


800 000.00 


800 000 

10 June 2020 

10 

30 June 2021 

02 March 2020 

09 March 2020 

13 March 2020 

17 April 2020 

90 

11 May 2020 

15 May 2020 

17 July 2020 

10 June 2020 

Electrical 

Replace and Upgrade of MV and LV Network in Greyton 

FH du Toit 

M Redelinghuys 

N/A 

Loans 

2 

Greyton 


800 000.00 


800 000 

10 June 2020 

10 

30 June 2021 

02 March 2020 

09 March 2020 

13 March 2020 

17 April 2020 

90 

11 May 2020 

15 May 2020 

17 July 2020 

10 June 2020 

Electrical 

Replace and Upgrade of MV and LV Network in RSE 

FH du Toit 

M Redelinghuys 

N/A 

Loans 

1 

RSE 


580 000.00 


580 000 

10 June 2020 

10 

30 June 2021 

02 March 2020 

09 March 2020 

13 March 2020 

17 April 2020 

90 

11 May 2020 

15 May 2020 

17 July 2020 

10 June 2020 

Electrical 

Replace and Upgrade of MV and LV Network in Caledon 

FH du Toit 

M Redelinghuys 

N/A 

Loans 

4 

Caledon 


650 000.00 


650 000 

10 June 2020 

10 

30 June 2021 

02 March 2020 

09 March 2020 

13 March 2020 

17 April 2020 

90 

11 May 2020 

15 May 2020 

17 July 2020 

10 June 2020 

Electrical 

Supply, Deliver and Installation of Highmast Lights in TWK Area 

FH du Toit 

M Redelinghuys 

N/A 

MIG 

All 

TWK Area 


695 652.00 


695 652 

10 June 2020 

10 

30 June 2021 

02 March 2020 

09 March 2020 

13 March 2020 

17 April 2020 

90 

11 May 2020 

15 May 2020 

17 July 2020 

10 June 2020 

Electrical 

Replace Pole Mounted Transformer in Uitsig SS K2 

FH du Toit 

M Redelinghuys 

N/A 

Loans 

3 

Caledon 


700 000.00 


700 000 

10 June 2020 

10 

30 June 2021 

02 March 2020 

09 March 2020 

13 March 2020 

17 April 2020 

90 

11 May 2020 

15 May 2020 

17 July 2020 

10 June 2020 

Organizational 

Development 

Supply, Delivery and Installation of 11 Photocopy Machines in various 

Offices and Libraries of Theewaterskloof Municipality 

Z.Nel-Gagiano 

MFaul 

N/A 

Own Funds 

N/A 

Head Office, 
Town Offices & 
Libraries 


560 000.00 


560 000 

01 July 2020 

1 

30 July 2020 

24 February 2020 

02 March 2020 

13 March 2020 

03 April 2020 

90 

27 April 2020 

08 May 2020 

03 July 2020 

08 May 2020 




















































